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المحتويات 


1 - وصف موجز عن العقد : 9 7 0 103000 
2 -عقد محطة المسيب الغازية 0 TT‏ 000252 
3 - الدفعات الشظهرية 
4 - عقد مخطة المنصورية الغازية (181×4) ميكاواط ا الك 
5 - محطة شط البصرة والنجيبية الغازية ا 00 


معلومات الأتصال 





المقدمة 


اجرت الهيتة المتخصصة بالشؤون الهندسية اعمال الرقابة والتدقيق 
التخصصي على عقد تأهيل المحطات الغازية في بغداد والبصرة والفرات الاوسط 
وديالى وذلك طبقاً لمقتضصيناتة الفقرة (ثانيا) ملك ,المادة (6) من قانون ديوان 
الرقابة المالية الاتححظادي المرقم (31) لسنة 2011 (المعهدل»#والتشريعات المرعية 
الاخرى وتنفيذاً للأمر الاداري المرقم (3498) في 2016/2/28 تم اعكداد هذا التقرير 
الذي تضمن بشکل اساسي مايلي :- 


ا - وصف موجز عن العقد : 

6ر5 ماكو انهه إن شر كه E EEE EEA‏ فى في 
المادة (31) من تأهيل وتطوير محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة 
الاتحادية لسنة 2016 اذ تم تخويل وزير المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار 
كفالات الى شركة جنرال الكترك الامريكية لتمويل العقود مع الحكومة العراقية 
واصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة 
الامريكية عن المقاولات الني يصدرها . حصلت موافقة مجلس الؤزراء بالرقم (21) 
لسنة 2016 على قيام وزارة الكصضرباء بالتعاقد مع شركة جنرل الكترك الامريكية 
المرحلة الاولنى وبمبلغ مقداره (328797113) دولار (ثلاثمائة وتمانية وعشرون 
مليون وس بعمائة وسبعة وتسعون الف ومائقة وثلاتة عشر دولار) وبالدفع الاجل 
مقابل رسالة ضمان صادرة من وزارة المالية اذ ان فترة سماح تسديد المستحقات 
سنة واحدة اعتباراً من شهر حزيران 2016 ولغاية ايلول/2017 وادناه جدولاً بالكلفة 
الكلية لعقد مقاولة تأهيل المحطات الكهربائية وكما مبينة ادناه :- 


ت اسم المحطة سعة المحطة الكلفة الكلية 
(ميكاواط) (دولار) 
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ا تجهيز محركات محطة المسيب الغازية 50x10‏ 67120979 
والقدس الغازية 

ب |محطة المنصورية الغازية 181x4‏ 26800000 

ج |محطة القدس الغازية 123x×10‏ 32559199 

3 محطة جنوب بغداد الغازية 25x6‏ 

ه | ادوات احتياطية لمظطات (الحلة. الحيدرية | 1252 9100000 
النجف. الديوائية) 123x2‏ 

7 ادوات احتياطية (محطة الخيرات وكربلاء) 125x10‏ 75000000 

ز تأهيل الوحدة رقم (3) محطة النجف 123x2‏ 28 

ج | وحدة معالجة الوقود محطة الديوانية الغازية | 500 63987507 

ط صيانة 9۴- ع٣١۴‏ محطة النجيبية وشط 1250 31000000 
البصرة 500 

ي |تأصيل ونصب محرك البزركان 50 1000000 
المجموع الكلي 32879713 


| ا ان لكا . e.‏ الك ا ٠...‏ | 5 5 كن ٠.‏ ال الكز اع الامريكر ٠. | i e.‏ 
(1031986078) دولار (مليار وواحد وتلاتون مليون وتسعمائة وستة وتمانون الف 
وثمانية وسبعون دولار) . 


2- عقد محطة المسيب الغازية 
ندرج ادناه الملاحظات الخاصة بمحطة المسيب الغازية :- 

أ- قيام الوزارة بتغيبر نوعية المكائن الخاصة بمحطة المسيب الغازية عام 
4 اثناء صياغة العقد من نوعية ۴۲۵٣۴6‏ الى محركات طائرات 1116000 وقد تم 
توقيع العقد مع شركة (5115) الامريكية في 2004/1/14 (وقد بررت الوزارة بأن 
البلد كان تحت سيطرة الاحتلال وبموجب اوامر خارجة عن ارادة الموظفين تم 
استبدال المكائن) . 
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نذاب من خلال دراسة الطاقات الانتاجية للمحطة منذ اشتغالها في آب 
8 ولغاية كانون الثاني 2016 بلغ معدل الطاقة الانتاجية الفعلية الى الطاقة 
التصميمية للمحطة (19,4%) وهي نسبة متدنية كما موضحة ادناه :- 
جدول بالطاقات الانتاجية لمحطة المسيب الغازية 

















السنة | الطاقة النصميمية | الطاقة الانتاجية | الطاقة#المنتجة 
ميكاواط ميكاواط الطاقة 
التصميمية % 
08 | 500 143 28,6 
2009 | 500 194 39 
2010 500 113,3 22,6 
2011 500 32 6,4 
2012 500 19 238 
2013 500 94 18,8 
2014 500 89 17,8 
2015 500 91 18,2 
2016 500 صفر صفر 
المجموع | 4500 875 19,4 


اذ ان تنفيذ مثل هذه المحطات تعتبر غير مجدية لانتاج الطاقة 
الكهربائية بسبب تدني كفائتح ا وكما موضح بالجدول اعلاه اذ بلغفت كلفة انشاء 
المحصطة (255242000) دولار (ماكئثتنان وخمسة وخمسون مليون وماكتان واتنان 
واربعون الف دولار) . 

ج - قامت الوزارة بأعادة تأهصيل المحطة عن طريق نقل المحركات الى كندا 
لاصلاحها بموجب عقد مع شركة (167) الكندية عام 2011 وبكلفة كلية مقدارها 
(50181000) دولار (رخمسون ملي ون ومائة وواحد وثمانون الف دولار) وبالرغم من 
ذلك لم ترتقي الطاقة الانتاجية لها واستمرت بالانخفاض حيث تراوموحت عامي 
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4 و 2015 وكانون الثاني عام 2016 الى (17,8%. 18,2% ص غفرة؟) على التوالي 
الامرالذي يشير الى فشل عملية التأهيل علماً ان ديوان الرقابة المالية اكد بعدم 
كفاءة المحطة من ناحية الطاقة الانتاجية اثناء انشاءها وعدم كفاءة عقد صيانة 
المحركات من قبل شركة (167) الكندية اضافة الى ان محركات الطائرات تحتاج 
الى صيانة كل سنتين عن طريك 150181 [القاى مارج العراق بموجب كتابه المرقم 
(14256) في 2011/9/20 وسقيتم اجراء تقييم من قب يدي وان الرقابة المالية 
لعملية التأهيل الثانة بعد تشغيل محطة المسيب الغازية قي تموز عام /2016 
مما يتطلب ميق الوزارة ايقاف انشاء اي محطات جديدة بأستخدام ملكركات الطائرات 
0+ 2109 وت كيل لجنة من الوزارة و أحد المكاتب الاستشازية العالمية 
لدراسة الطاقة المنتجة للمحطة والمبالغ المصروفة عليها من الصيانة ورواتب 
واجور العاملين لغرض ايقاف عمليات التأهيل لهذ المحركات التوربينية غير 
المجدية وندرج ادناه المبالغ المصروفة على المحطة لفرض تطويرها منذ عام 
4 ولغاية عام تشرين الاول عام 2010 :- 

جدول بالمبالغ المصروفة على تأهيل محطة المسيب الغازية 





ت التفاصيل المبلغ بالدينار المبلغ بالدوار 
العراقي الامريكي 
1 | اوامر تغيير/اعمال اضافية 20580000 
2 | انبوب نفط الخام 56141000 
3 | ايصال انبوب الماء 95894000 
4 | تجهيز مرجل جديد 323000000 
5 | عقد الاشراف الهندسي لاصلاح 649431 
محرك 
6 | اجور الاشراف 106828830 
المجموع 53532372280 77370431 
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د - ان الهصدف المطلوب من عقد التأهيل لشركة جنرل الكترك الامريكية 
والخاص بمحطة المسيب الغازية سعة (50×10) ميكاواط لتجهيز محركات جديدة 
لوحدات التوليد (16000) والبالغ كلفته (32659199) دولار (اتنان وثلاتنون مليون 


وستمائة وتسعة وخمسون الف ومائقة وتسعة وتسعون دولار) هو الزيادة بانتاجية 
المحطة بمقدار (400) ميكاواط علمصنازاقتقللةة|التعحدان لم تحقق مثل هذه الطاقة 
عند تشغيلها بمكائنه ب ها(قمعداتها الجديدة في آب/2008 اتكافة الى فشل عملية 
التأهيل الاولى لها عامي1ة201 . 


3 - الدفعات الشهرية 

أ- من خلال الاطلاع على الدفعات الشهرية لشركة جنرل الكترك الامريكية 
لاحظنا وجود مخالفة في قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 وكما موضح 
ادناه:- 

اول : لم تقم الوزارة بالعمل بالفقرة (1) من قزار مجلس الوزراء الخاصة 

بالسماح لمدة سنة واحدة من شهر حزيران/2016 اذ قامت شركة جنرال الكترك 
الامريكية بأضافة الارباح والبالغغة (15%) على الدفعة الاولى المستحقة في ايلول 
من عام 2017 كما موضحة في الجدول رقم (1) . 
جدول رقم (1) للدفعات الشهرية لعقد تأهيل المحطات الغازية / 2016 
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االدفعات ايلول / | كانون | آذار/ كرون | اول 2| یں || 110 حزيرن | المجموع 
الشهرية | 2017 الاول/ |2018 / 2018 |2018 الاول7 |2098 / 2019 
مليون | 2017 مليون | ملي ون | مليون | 2018 مليون | ملي ون | مليون 
دودر مليون | دودر دولار دودر مليون | دولار دولار دولار 
دور دوكر 
كافة 41.1 4111 41.1 4111 41.1 4111 41.1 41.1 3288 
العقد 
الفاكدة | 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 49.4 
%15 




















المجموع | 47.3 473 473 473 473 473 47.3 473 2012 
الكلى 
































اي ان الوزارة تتحمل مبالغ اضافية مقدارها (49400000) دولار (تسعة واربععون 
مليون واربعمائة الف دولار) التي تمثل فائدة بمقدار (15%) من المبلغ الكلي 
وعلى شكل دفعات ولمدة سعصتقتيق وتعنبر مرق عة جدا وان العمل بها يرهق 
الاقتصاد العراقي . 
ثانيا : ان#الغقرة (4) من قرار مجلس الوزراء تشير الككى ان الفائدة (5%) 
من مبلغ الاحالة في حين بافت نسبة الفائدة تعاقدياً (15%) ممكَ#مبلغ الاحالة 
وكما موضحة في الجدول رقم )١(‏ اعلاه وبذلك يكون مبلغ الزيادة في الارباح 
المنحققة للشركة المقاوالة بمقدار (32880000) دولار (اثنان وثلانون مليون 
وثمانمائة وثمانون الف دولار) وبصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء علما ان الوزارة 
في المراحل الاخيرة لابرام العقد مع شركة جنرال الكترك الامريكية. 


ثالثا : قدمت شركة جنرل الكترك الامريكية تعديلاً على نس بة الارباح 
لتصبح (10,23%) بدلا من (15%) ولكن يبقى ذلك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء 


المذكور اعلاه وكما موضحة في الجدول الاتي رقم (2) . 


جدول رقم (2) للدفعات الشهرية لعقد تأهيل المحطات الغازية / 2016 
































الدفعات |ايلول 7 |كانون | آذار/ حزيران / | أيلول 7 | کانون | آذار/ حزيران / | المجموع 
الشهرية 2017٠‏ الاول/ | 2018 2018 2018 الاول / 2019 2019 
مليون 2017 مليون مليون مليون 2018 مليون مليون مليون 
دودر مليون دولار دولار دولار مليون دودر دودر دولار 
دولر دور 
كاة 4111 41.1 41.1 411 41.1 411 41.1 41.1 328.8 
العقد 
الفادة | 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 37.6 
%10,23 
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المجموع | 458 45.8 458 45.8 45.8 458 458 45.8 366.4 
الكلى 
































وبذلك يصبح المجمعع الكلي للعقد (366400000) دولار (ثلاثمائة 

وستة وستون مليون واربعمائة الف دولار) اي بزيادة مقدارها (21160000)دولار 
(واحد وعشرين مليون وماك ةروس تون الف دولر)إوتعتبر مثل هذه الفوائد على 
العقود الاجلة مرتفعة وغيرومتقبولة . 

رابعا : كان على الؤزارة اعتبار فترة السماح تبداً اعت ارآ من تش غيل 
الوحدات الانتاخظية فعلياً 2 ان تترك لمدة س نة دون معرفة التشاريخ الغعلي 
لتشغيل الوشدات الانتاجية لفرض ألزام شركة جنرال الكترك بأصللاح المعدات 
والوحدات الانتاجية وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وفي نفس الوقت الحفاظ 
على المال العام من هذا العقد ذي الارباح المرتفعة . 

خامسا : من خلال الاطلاع على بنود العقد وطرق التسديد لاحظنا 
ان العقد ليس بالدفع الاجل فعلية (يعتبر العقد التزام مالي مستحق الدفع بعد 
سنة واحدة) بسبب التزام وزارة المالية عن طريق ضمانات سيادته ملزمة الدفع 
وبدون اي تأجير ولا تنطبق عليه شروط الدفع الاجل . 

سادسا : إن (Techni cal ad SOR) aio TAN EES oS‏ 
موقعياً لاصلاح (3) وحدات لمحطة جنوب بغداد والقدس والبالغة (6) مليون دولار 
(ستة ملايين دولار) تعنبر مرتفعة ويجب ان تتضمن كافة الاعمال اللازمة للاصلاح 
اضافة الى مصاريف الشركة المقاولة في بتغداد من مصاريف الفنادق والطائرات 
واجبل ور | هلهس انر 15 a‏ كك نك ل _ وؤولية 
مايلي _- 

(1) الاخطاء الحاصلة في تش خيص الاجزاء العاطلة في المحركات 
وتحميلها تجهيز بدائل جديدة في حالة صعوبة عملية الاصلاح وبدون دفع اي 
اجور مالية . 

(2) ان تتم عملية الصيانة بالكادر المتخصص لشركة جنرال 
الكترك الامريكية حصراً ولا يجوز اس تخدام مقاولين ثانويين لمثل هذه الاصلاحات 
لكون الدعوة كانت احتكارية . 
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)3( لانؤويد صرف اي اعمال اضافية اخرى لان المبلغ المذكور 
في الفقرة سادسا اعلاه شاملا لكافة عمليات الاصلاح بما يضمن عمل الوحدات 


سابعا : ان طريقة تسديد وتنف يذ عقد شركة جنرال الكترك الامريكية 
بالدفع الاجل قد خالف الم ادةر(951606)26©|اللموازنة الاتحادية لجمهورية العراق 
لسنة 2015 والتي تخول مجلس الوزراء استحداث مشاريّع للبنى التحتية تنفذ 
على اساس الدفه#الاجل وعليه فالمشاريع المطلوب تنفيكاتها ضمن المشاريع 
الااستراتيجية واللإأنى التحتية على ان تستحق الدفعة بعد فترة لاتقبل عن ثلاث 
سنوات مظن تاريخ انجازه ا اذ ان الاعمال المطلوب تنفيذها لمحطكات الطاقة 
الكهربائية ( المسيب وجنوب بغداد والقدس والبزركان وش ط البصرة والنجيبية) 
هي اعمال صيانة وتجهيز ادوات احتياطية وليست مشاريع جديدة للبنى التحتية 
ممايتطلب من الوزارة فصل المشاريع الجديدة للطاقة عن اعمال الصيانة والتأهيل 
وتجهيز الادوات الاحتياطية للمشاريع المنفذة . 

ثامنا: نوصي بان يتم حجز مبلغ مقداره (30-50%) من كلفة المكائن 
والمعدات التي يتم تأهيلها لحين تشغيلها لفغرض معرفة كفاءة عملية التصليح 
والتأهيل اذ سبق للوزارة وان قامت بتأهصيل معدات محطة الكحلاء الغازية سعة 
(180) ميكاواط لدى شركة 00صدم) الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية عام 
9 وان عملية التأهيل كانت فاشلة لان انتاجية المحطة للطاقة الكهربائية 
منذ تش غيلها عام 2010 ولغاية 2015 نسبة متدنية جداً حيث بلغت (5,8%) 
ولغرض الحفاظ على المال العام اضافة الى الزام الشركة بأصلاح المكائن 
والمعدات وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وشروط التعاقد . 

تاسعا :ضرورة التزام شركة جنرل الكت رك الامريكية بتنفيذ الصيانة ضمن 
(خدمات التصليح والتأهيل) خلال الفترة المحددة من قبلها في تموز عام 2016 
ولاتتحمل الوزارة مسؤولية اي تأخير في انجاز الاعمال وان يتم العمل ضمن كلفة 
ثابتة والبالغة (6) مليون دولار (ستة مليون دولار) ولانؤيد صرف اي اجور اضافية 
للخبراء العاملين لتأهيل الوحدات بمبالغ تزيد عن المبالغ المثبتة تعاقدياً . 

عاشرا : ألزام شركة جنرال الكترك الامريكية بأن تتعهصد بزيادة الطاقة 
الانتاجية للمحطات التي يجري تأهيلها بطاقة مقدارها (700) ميكاواط ولايمكن 
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القبول بأي مبررات فنية في حالة عدم الحصول على الطاقة المحددة والواردة 
في كتاب وزارة الكهصرباء المرقم (1642) والمؤرخ 2016/1/10 والمعنون الى مجلس 
الوزراء /لجنة شؤون الطاقة . 

احد عشر : تلتزم الدوائر المشمولة بعقد التأهيل بتقديم تقارير شهرية عن 
نسبة الانجاز من قبل شركة جنصتزال الكت رك الامَرّتكسة لغرض توفير طاقة مقدارها 
(700) ميكاواط في اوائل صيفتا 2016 وفقاً لشروط التعاقد . 


4 - عقد محطة المنصورية الغازية (181:4) ميكاواط 

أ- ان شركة الستوم السويسرية هي المقاول الرئيسي لانشاء محطعة 
المنصورية الغازية وبموجب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء بتاريخ 2012/12/11 
وبكلفة كلية مق دارها (479576550) دولار (ارزبعمائقة وتسعة وسبعون مليون 
وخمسمائة وستة وسبعون الف وخمس مائة وخمسون دولار) وندرج ادناه اهم 
الملاحظات عن العقد :- 

2 أن کے ال الہ لی فی اال ری الت ت )ا د 

العمل فى EE ERE EET DAG EEE EE ESS‏ فم الل _ركة 
المقاولة وكما مبينة ادناه :- 


التفاصيل المبلغ دولار 
كلفة عقد انشاء محطة المنصورية | 479576550 
بتاريخ 2012/12/11 
الانج از الم الي بمش رع محطة | 417231598 
المنصورية الغازية 











ثانيا. ‏ بلغ مجمعع المبالغ المتبقية بموجب كشف المصرف 
العراقي للتجارة بتاريخ 2016/1/21 كما مبين ادناه :- 
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ت | التفاصيل المبرلغ 
دولر 

1 المبلغ المتبقي في المصرف العراقي للتجارة | 6257655 
للاعتماد المرقم (11473) 














وقد تعذر تحديد نسظية الانجاز العم ل في حينه اك ون المطة تعرضت للعمليات 
الارهابية حيث اتوالشركة المقاول ة لم تنجز الاعمال الموكلة ل اقيم تقم بفحص 
وتشغيل الوحهدات الانتاجية اضافة الى الصيانة السنوية للمشروع وان#»اضافة كلفة 
الفحوصات والتشغيل والصيانة في العقد الجديد مع شركة جنرال الكترك الذي 
تبلغ كلفته الكلية (26800000) دولار (ستة وعشرون مليون وثمانماكقة الف دولار) 
لامبرر لها وندرج ادناه كلفة اعمال الصيانة والتشغيل والتدريب في عقد شركة 
جنراك ال ال كه لاد ” 


التفاصبل المبلغ 

التشغيل 00 دودر 
والصيانة 
التدريب والفحص | 215450 دور 











لامر الذي يتطلب من الوزارة صرف مبلغ واحد لهذ الاعمال والغاءها 
في العقد الاولي لمنع تحمل الوزارة اعباء القروض المالية المرتفعة ارباحها علماً 
ان العقد الاواني يتضمن اعمال التدريب والصيانة وفحص كفاءة الاداء للوحدات 
الانتاجية في ملحق (10) وملحق (11) وفقرة (23) وفقرة (25) وان الصفحة الاوانى 
في العقد تضمنت ايضاً كلف هذه الاعمال وكما موضحة في المرفق رقم (1) . 
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5 - محطة شط البصرة والنجيبية الغازية 

من خلال الاطلاع على عقد الميكاديل لتجهيز المعدات والوحدات 
الانتاجية من قبل شركة جنرال الكترك الامريكية لانشاء محطات البصرة والنجيبية 
وكما مبين ادناه:- 


أ- محطة شط البضزة سعة (1250) ميكاواط 
اولا: تم اهال محطة شط البصرة العمل في اواثئل كككانون الثاني/2016 
وهي بض مانة(شركة جنرال الكترك الامريكية للمحركات المجهزة لمدقرسنة وضمان 
شركتي متكا اليونانية والحرة الدولية للاجهعزة والمعدات المساعدةوملحقاتها 
لمدة سنة ؤاحدة . 
ثانيا: تم تجهيزالمحصطة ضمن عقد ميكاديل بأدوات احتياطية 
للمحركات ضمن الفقرة (4.3.5) للمحركات فق ط وبمبلغ مقداره (70250244) دولار 
(سبعون مليون ومئتان وخمسون الف ومئتان واربعة واربعون دولار) وان المحطة 
هي في بداية عملها وبطاقة متدنية جداً . 
ثالثا: لميتماستلام المحطة من قبل المديرية العامة لانتاج الطاقة 
الكهربائية/ الجنوبية من شركتي متكا اليونانية والحرة الدولية لوجود نواقص 
عديدة في معدات وملحقات للوحدات الانتاجية . 
رابعا: تم الغفاء مبلغ التدريب والذي مقداره (519797) دولار (خمسمائة 
وتسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دولار) والوارد في عقد 
محصطة شط البصرة ض من فق رة (4.3.4) واس تبداله بشراء ادوات احتياطية 
للمحركات الغازية . 


ب - محطة النجيبية الغازية سعة (500) ميكاواط 
اولا: تمادخال محطة النجيبية للعمل في اواكقل كانون الثاني /2016 
وهي الان بضمانة شركة جنرل الكترك الامريكية المجهز الرئيسي للمحركات 
التوربينية لمدة سنة وضمان شركة انكا التركية للاجهصزة والمعدات والمكائن 
المساعدة وملحقاتها لمدة سنة واحدة . 
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ثانيا 00 55 : 1 5 || | و 57 5 ميكادي | ِ آدوات احتيا 1 5 
للمحركات ضمن الفق رة (5.3.4) وبمبلغ مقداره (31036353) دولار (واحد وثلانون 
مليون وستة وتثلاتون الف وتلاتمائة وتثلاثشة وخمسون دولار) هي في بداية عملها 


ثالثا: تم ااذ هبلغ التدريب البالغ مقدار(519792) دولار (خمسمائة 
وتسعة عش ر الف وس بعمائة وسبعة وتسعون الف دولار) والوارّه في عقد محطة 
E‏ قتهجج ا 
حا و N‏ ي ج الطاقة 
الكهربائية/الجنوبية من شركة انكا التركية لوجود نواقص تؤثر على العملية 
الانناجييلق ا ا ل E EG TL‏ (شط 
البصرة والنجيبية) وبمقدار (101286597) دولار (ماگة وواحد مليون وماكتان وسنة 
وثمانون الف وخمسمائة وسبعة وتس عون دولار) مما يتطلب من الوزارة بيان مصير 
اللدوات اا ا سس |[ شر ا شا ا کن ال كلاسن . ا مہ 
عام 2016 أكاقة الى أن الفكائن بعهدة شركة رال الكترك الام ر كته عام 2016 


ج - محطة الديوانية الغازية سعة (500) ميكاواط 
تعتبر محطة الديوانية الغازية (500) ميكاواط من مشاريع الميكاديل 
والتي جرى تجهيز معداتها من قبل شركة جنرال الكترك الامريكية وتم احالتها 
للعمل على الغاز الطبيعي وفقاً للخطة الوقودية لوزارة النفط ونظيراً لعدم توفر 
الغاز الطبيعي المحطة قامت الوزارة بأحالة وحدة معالجة الوقود الثقيل (النفط 
الااسود) وخزاناتها الى عقد شركة جنرال الكترك الامريكية/2016 وبكلفة مقدارها 
(63987507) دولر (ثلانة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وثتمانون وخمسمائة 
وسبعة دولار) وندرج لكم الملاحظاتنا التالية بشأنها :- 
اولا: ان جميع المحطات الغازية (لمشاريع الميكاديل) تم احالتها للعمل 
على النفط الخام والوقود الثقيل (النفط الاسود) كما مدرجة ادناه :- 
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اسم المشروع | السعة ميكاواط | نوع الوقود 
المستخذم 
محطة الخيرات |1250 الوقود الثقيل 
محطة الحيدرية ١‏ 500 الوقود الثقيل 
محطة شط 1250 وقد الثقيل 
البصرة 
مخطة القدس | 500 الفط الخام 
محطة الناصرية ر 500 انف الخاه 
محطة نينوى 750 الوقود الثقيل 
محطة عكار 250 المعو o‏ 














ممايتطلب من الوزارة اعتماد خطط وبرامج انشاء محطات الطاقة الكهربائية 
الجديدة وفقاً للوقود المتوفر حاليا وعدم الاعتماد على خطط وبرامج غير منفذة 
من قبل وزارة النفط اصلا . 
ثانيا: ضرورة تحديد حجم خزانات الو قود والمضخات وملحقاتها اضافة 
الى اجراء الفحوصات المختبرية للتربة لمعرفة الاطوال الحقيقية للركائز المطلوب 
تنفيدها. 
ثالثا : ضرورة الزام شركة جنرال الكترك الامريكية بالكلفة المثبتة 
تعاقدياً للاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية ولانؤيد اصدر اوامرغيار 
مستقبلاً عن زيادة في الكميات للاعمال المنفذة موقعياً . 
زابعا. ضرورة تضمين اعمال تصاميم الخزانات بأضافة مساامير ارساء 
لتتحمل العواصف والزلازل في حالة حدوتها على ان يتم تنف يذها وفقاً 
للمواصفات المطلوبة وبدون اي كلفة اضافية . 
د - محطة البزركان (محرك 1116000 ) 
رغم فشل عملية التأهيل الاوالى للمحرك الفازي (1116000) 
وعدم اشتغاله بالرغم من نصبه من قبل خبراء شركة جنرال الكترك الامريكية الامر 
الذي يتطلب ضرورة ادراج الملاحظات التالية في العقد الجديد . 
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ع 
1 


(أ) ان تتم عملية التأهيل بأرجاع الوحدة الى الحالة الصغرية لمحرك 
الط سس سسائرات 
(LM6000)‏ . 
(ب) ان يكون تجهيز 1۴١‏ (سيطرة) لمحرك جديد . 
(ج) ان تقدم شرك ةي جرال الكت ر( الاقريكية خطاب ضمان بمبلغ 
مليون دولر . 
اذ سبق وان اتم اصلاح المحرك في كندا عن طريق نقلاشسه جوا عام 2013 
وقد اعيد الشحرك عام 2014 ولاتزال المحطة متوقفة لغاية تأزيخه لوجود 
المشاكل الغنية في المحرك بالرغم من اصلاحه في مقر الشركة المصكنعة (كندا) 
وكما مبين ادناه :- 
اولا: ظهصور حالات اهتراز في المحرك التوربيني تصل الى قيم 
التحذير والاطفاء . 
ثانيا: طهضور المسيطر ( 600101 15) بصورة دائمية كخلل فني 
والذي يحدد حمل الوحدة بأقل من (35) ميكاواط . 
تالتا : ظهور تحذير انخفاض الضغط بصورة متكررة . 
E EE ST‏ غط 
العالي تصل الى قيمة التحذير . 
اذ ان شركة جنرل الكترك الامريكية استلمت كافة المبالغ 
الخاصة بأصلاح المحرك علماً ان المحطة متوقفة لغاية تاريخه مما يتطلب من 
الوزارة الزام شركة جنرال الكترك الامريكية بتقديم خطاب ضمان بمبلغ الاصلاح 
ليتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبلغ في حالة عدم اشتغال المحرك . 
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